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No. : / /X/2016 

Lamp : 1 berkas Proposal 

Hal : Proposal Pembangunan Masjid 
Kepada Yth. 


Di Tempat 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah segala puji untuk Allah SWT serta Shalawat dan salam semoga 
tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin yang taat hingga akhir 
zaman. 


Sehubungan dengan kondisi Masjid Al-Muhajirin yang terletak di RW 08 Bumi 
Pasundan Pasirimpun, Kec Mandalajati Bandung, yang sudah mengalami kerusakan, 
kebocoran, serangan rayap serta kelapukan mengingat usia yang sudah lebih dari 15 tahun, 
maka kami berencana untuk merenovasi Masjid sebagai sarana ibadah yang nyaman dan 
sebagai sarana Pendidikan Agama sekaligus membuat ruang sergabuna untuk berbagai 
kegiatan kemasyarakatan yang selama ini menggunakan masjid serta ditambah membuat 
fasilitas asrama rumah tahfidz (terutama untuk santri yatim / dhuafa) agar penuh dengan 
nuansa Al-Qur'an yang insya Allah akan membawa keberkahan kepada lingkungan. 

Karena itu kami mengajukan proposal ini untuk para donatur agar rencana Renovasi 
Masjid ini dapat lebih jelas dan terukur. Demikian proposal ini kami buat semoga 
bermanfaat, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan Bapak/Ibu dan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Ketua DKM 

Ketua Panitia 

Sekretaris 

Dr. Basuki Rahmat 

Dodo Sumantri 

Subarnas 

Mengetahui 

Mengetahui, 

Mengetahui 

Camat Mandalajati 

Lurah Pasirimpun 

Ketua RW 08 

Drs. Pepen Efendi M.Si 

Sakim S.Sos, M.Si. 

Mutiara Pamungkas 


RW 08 Bumi Pasundan, Pasirimpun, Bandung, Indonesia, phone: 0821-1500-5650 
www.Muhajirin-Bupas.com - Email : muhajirinbupas@gmail.com 


Berikut kami sampaikan Proposal Singkat Pembangunan (Renovasi Besar) Masjid Al- 
Muhajirin supaya memudahkan untuk membacanya, untuk informasi lebih detail dapat 
mengunjungi website di www.Muhajirin-Bupas.com 

1. Latar Belakang dan Tujuan 

Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan (renovasi besar) Masjid Al-Muhajirin 

• Usia bangunan sudah 15 tahun, material sudah lapuk, banyak kebocoran dan 
serangan rayap 

• Perlunya ruang serbaguna untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang selama ini 
sering menggunakan ruangan Masjid 

• Mengingat tingginya animo generasi muda untuk menghafal Al-Qur'an dan 
mempelajari maknanya maka perlu dibuat suatu Rumah Tahfidz (terutama untuk 
santri Yatim/dhuafa) , dimana di rumah tahfidz juga dipelajari dasar-dasar ilmu 
Agama : seperti Bahasa Arab, Aqidah, Ahlaq dan Fiqh/Syariah 

• Diharapkan bangunan baru nanti dapat menguatkan fungsi komplek bangunan 
masjid sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan Agama, tempat mengurus dan 
menyalurkan ZIS, Pos pelayanan anak yatim, pos layanan kesehatan balita, tempat 
bermusyawarah , bersilaturahmi dan kegaitan sosial kemasyarakatan lainnya. 


Mudah-mudahan aktifitas ibadah, pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan yang 
berpusat di masjid ini juga penyaluran wakaf-infaq termasuk kedalam kategori 
memakmurkan dan membangun masjid yang sesungguhnya, sehingga menjadi amal 
kebaikan kita semua baik warga maupun para donatur 


"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut 
(kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan 
termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qur'an Surat . At-Taubah :18). 


Barangsiapa membangun masjid Allah yg di dalamnya digunakan untuk berdzikir kepada 
Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. [HR. ibnumajah No.727]. 
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2. Design 

Gambar Design Rencana Masjid Al-Muhajirin RW 08 , Bumi Pasundan, Pasir Impun, Bandung 





15.04 m 
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3. Anggaran 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

*) Harga satuan termasuk Biaya pemasangan 
Informasi Lebih detail dan Laporan Keuangan dapat dilihat di website : 
www.Muhajirin-Bupas.com 


PEKERJAAN 

VOL 

SAT 

Harga sat 

JUMLAH 






STRUKTUR 





LANTAI 1 . 





Galian 

28.8 

m3 

85,000 

2,448,000 

Pek. Beton pile cap 120x120 

7.776 

m3 

3,100,000 

24,105,600 

Pek. Beton Sloof 20x30 

5.76 

m3 

3,100,000 

17,856,000 

Pek. Rabat beton 8cm 
wiremesh M6 

11.52 

m3 

1,400,000 

16,128,000 

Pek. Kolom utama 40x40 

12.384 

m3 

4,250,000 

52,632,000 

Pek.kolom praktis dan balok 
lintel 

65 

m' 

135,000 

8,775,000 

Pas. Batu kali 

15 

m3 

650,000 

9,750,000 




Subtotal 

131,694,600 

LANTAI 2 




0 

Pek. Balok beton 30x40 

14.4 


4,250,000 

61,200,000 

Pek balok beton 20x30 

9 


4,250,000 

38,250,000 

Pek. Plat beton lantai t: 12cm + 
Plat tangga 

29.4 


3,600,000 

105,840,000 

Pek. Kolom 30x30 

5.292 


4,250,000 

22,491,000 




Subtotal 

227,781,000 

ATAP 




0 

Pek. Balok beton20x30 

7.2 


4,250,000 

30,600,000 

Pek. Plat dak talang beton tebal 
12cm 

14.4 


3,600,000 

51,840,000 

konstruksi atap baja 

153 


285,000 

43,605,000 

Insulation 

153 


12,000 

1,836,000 

Penutup atap zincalume 

153 


95,000 

14,535,000 




Subtotal 

142,416,000 

ARSITEKTUR 




0 

LANTAI 1 . 




0 

Pas. Dinding bata 

146 


145,000 

21,170,000 

Plester aci 

292 


84,000 

24,528,000 

Pek kaca dan alumunium 




0 

cat dinding interior 

146 


25,000 

3,650,000 

cat dinding exterior 

146 


29,000 

4,234,000 

Pek. Plapond 

217 


80,000 

17,360,000 

Cat plapond 

217 


25,000 

5,425,000 

Pek. Lantai Homogeneus tile 
60x60 

153 


235,000 

35,955,000 





0 

Toilet dan tempat wudhu 




0 
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Pas. Keramik dinding HT 60x60 

46 


235,000 

10,810,000 

Pas. Keramik Lantai 

12 


185,000 

2,220,000 




Subtotal 

125,352,000 

LANTAI 2 




0 

Pas. Dinding bata 

332 


145,000 

48,140,000 

Plester aci 

664 


84,000 

55,776,000 

Pek kaca dan alumunium 

120 


250,000 

30,000,000 

cat dinding interior 

332 


25,000 

8,300,000 

cat dinding exterior 

332 


29,000 

9,628,000 

Pek. Plapond 

228 


80,000 

18,240,000 

Cat plapond 

228 


25,000 

5,700,000 

Pek. Lantai Homogeneus tile 
60x60 

228 


165,000 

37,620,000 




Subtotal 

213,404,000 




Subtotal 






840,647,600 


4. Contoh Sertifikat Wakaf 


>* • KA* i/ y*'*'*.* V V,* KA-\i' J '^''i' U a'V</ • * 

— ss — tm — ^-— --- — — = — = — om — n — = — ^ ^ gg^y /’> 


Sertifikat W/akgf Stunai 

Alhamdulillah, Sudah kami terima wakaf tunai atas nama : 

^ASMd&mAMM 

Rp. 500.000,- 

Untuk pembangunan Kompi ek Masjid dan Rumah Tahfi dz 4-Muhajiri n. Bumi Pasundan Bandung 
T eri ma kasih. Semoga AJIah meneri ma & membalas kebai kan Bapak Lebih baik dan I ebih banyak 
Jazakallahu Khoiron Katsiraa 


Ketua DKM Al-Muhajirin 

Dr. Basuki Rahmat 


Ketua Panitia 

I r. DodoSu mantri 


i; 



Besarnya Wakaf /Zakat / lnfaq / Shadaqah disesuaikan kemampuan setiap individu, hanya 
saja kami mencetak sertifikat wakaf dalam kelipatan Rp. 500.000 , yaitu : 500 rb, 1 juta, 2 
juta, 2,5 juta, 5 juta dan seterusnya 

No Rek Bank : an Kasdu Purboyuwono (bendahara panitia) 

Bank BCA : 77715-40710 

Bank Mandiri : 13100-13878154 

Konfirmasi Transfer via SMS / Telp ke nomor : 0821-1500-5650 
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5. Struktur Panitia 


Pembina : 

Camat Mandalajati 
Lurah Pasir Impun 

Penasihat : 

1. Ketua DKM Al-Muhajirin 

2. Ketua RW-08 

3. Ahmad Khoir 

Ketua : 

Sekretaris : 

Bendahara : 

Dodo Sumantri 
Subarnas 

Kasdu Puboyuwono 

Seksi Perancangan: 
& Pembangunan 

1. Mutiara Pamungkas (Koordinator) 

2. Gustiyan Rahmadi 

3. Tri Haryotedjo 

4. Kiki Hukarsa 

5. Erphan 

6. Iwan Ruchyar 

7. Ibu Hida 

Seksi Publikasi : 
& Dokumentasi 

1. Mufid Arif (Koordinator) 

2. Latif Indra 

3. Muhammad Amin 

4. Mulyani 

Seksi Umum : 
& Logistik 

1. Subandi (Koordinator) 

2. Kusnadi 

3. Donald 

4. Rosadi 

5. Salim 

6. Cecep 

7. Iskandar Ambon 

Seksi Dana : 

1. Kurnia Pradja (Koordinator) 

2. Kasdu Purbojuwono 

3. Anang Dwiatmoko 

4. Noorhidayat 

5. Engkos Kosasih 

6. Fery Sutikno 

7. Heri Suherman 

8. Yusuf TA 

9. Ibu Ketua PKK RW-08 

10. Ibu Hida 

11. Dudi Supriadi 

12. Ifwa Muslim 

13. Irwan 
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6. Kontak Sekretariat dan Rekening Bank 

Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhajirin 

RW 08 Bumi Pasundan Sindanglaya, Pasirimpun, Bandung, Indonesia 
Phone : 0821-1500-5650 : email : muhajirinbupas@gmail.com 
Website: www.muhaiirin-bupas.com 

No Rek Bank : an Kasdu Purboyuwono (bendahara panitia) 

Bank BCA : 77715-40710 

Bank Mandiri : 13100-13878154 

Konfirmasi Transfer via SMS / Telp ke nomor : 0821-1500-5650 

Panitia berusaha maksimal memberikan layanan laporan keuangan dan progres Renovasi 
masjid kepada publik melalui website 

7. Peta Lokasi 
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8. Galery Foto 
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